ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಹಲುಬಿ 


: 1317 

: ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 
: 23.09.2021 

: ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ಪಕ್ನೆಗಳು 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಕ್ರಸಂ. 
ನದವ ಫನ್‌ ನಡಪನವ! ಪ್ರಾನನನ್‌ ಸವಗ ನಡಯುವ ನರನ ಹಾನಹನ್ನು 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 


ನೀರನ್ನು 
ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ 
ಯಾವುವು; ಈ, 
ಮಂಜೂರಾದ 
(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 
ನೀಡುವುದು) 


ಒದಗಿಸುವ 
ಹಾಸನ 


-ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ 


ಆ) 


T& ನಮಗಾರಗಳನ್ನು `ಪಡರರುವ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 


ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; ಈ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 


ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


02 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಬರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
7 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ಪಾ 
ನಾಲೆಯನ್ನು H- ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ 


ಸದರಿ 18 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ರೂ.661.18 ಕೋಟಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಇ 


ಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ `'ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು 
ಕೋಲಾರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೃರಿತವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು. ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಾಸನ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; (ವಿವರ 
'ನೀಡುವುದು) ' 


ಎತ್ತನಷಾಳ ಸಮರ ಕಡಿಯುವ `ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 

02 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; 

> ಹಂತ-।ರ ಏತ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 07 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 
ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

> ಹಂತ-2ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಡಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಗುರು ಕಾಲುವೆಯ ಸರಪಳಿ 0.008. ಮೀ “ರಿಂದ 
ಸರಪ' 100.008.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
11 ್ಯಾೀಜ್‌ಗಿಗೆ ಗಳಾನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ಇದರಲ್ಲಿ 60.00ಕ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 100.008.ಮೀ ನಾಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸುಮಾರು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೈತರ 
ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 'ಶೇ.20ರಷ್ಟು 
ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಪರಿಹಾರ ಧನ 
ನೀಡುವವರೆಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು 
ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತರು ನಾಲೆಗಾಗಿ 


7 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ`ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 2013ರ 'ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ 
ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಭೂಸ್ಟಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪಕ್ರಿಯೆಯು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾದು 
ಹೋಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುದಾನದ 
ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಸೆ೦ಬರ್‌-2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಈ ಕ ಹಾನನಹಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ ಕುಡಿಯುವ ನಾರಕನ ` ಯೋಜನೆಯ 
ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿವೆಯೆಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವ | ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು “ನರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿರುವ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮ ತಂಡ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ಪೆರಣವಾರು ವಿವರ | ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 
ನೀಡುವುದು) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತರಿ" ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ಫಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ 
ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಸಂಖ್ಯೆ; ಜಸಂಇ 96 ಡಬ್ಲೂ ಕಲ್‌ಎ 2021 

' (ಗೋವಿಂದ ಎಂ. (೪) 
ಜಲಸಂಪನೂಲೆ ಸಔವರು 


ಅನುಬಂಧ 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ 


ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಮೆಗಾಕ ಪೊರ್ಣಗೊಳಿಸಜೀಹದ ದನಾಂಕ 
ಕರಾರು | ಆಗಸ್ಟ್‌ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ | 2021ರ \ 
ಎತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌) ೪ pd \ . kd 3 
ಸಂ Fe ಪ್ಯಾ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಕರಾರಿನಂತೆ | ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಮೊತ್ತ | ಅಂತ್ಯದವರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
ದಿನಾಂಕ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
7 ಸಮಕ್ನ ತನಪ ನನ್ನಾ ಪತ್ತ ತೃನರ್ಷನ್‌ ನಾಕ್‌ 1 ಇಂಟೇರ್‌ ಫೋರ್‌ "ಬೇ ಪಂಪ್‌ 3788131 23022014 23.02.2017 | 1st EOT-23.02.2017 to Mis Amrutha eS 3 [ನದರ್‌ ಕಾಮನಾಕಡಾ ಪರ್ಣಗಾರಡಡ್ಡ 
ಹೌಸ್‌, ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಡಿಸಿ ನಂ.3, ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು, 14 - 31.05.2018, constructions Pvt Ltd- [ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು 50% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಆಂಕರ್‌ / ಥ್ರಸ್ಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿಎಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ Dtd 04-03- 2nd EOT- 01 06.2018 f NCC Ltd. (WV) ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
[ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿಗ॥ಕೆವಿ ವಿದುತ್‌ ಪ್ರಸ'ರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್‌ 2014 Jo. © { No 384A Sindhura 14.318.ಮೀ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಲು ಸೇತುವೆ ; 31.05.2021 apartment RMV -f 1.೦08.ಮೀ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 0.2ಕ.ಮೀ 
[ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬ! ls oe [ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕ ಆಧಾರದ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ Bl (ಕು ge, WE NW ' 
[ಯರಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಥ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ lock,Bangalore560094 
[ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂಕೈಕೆ, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಪ್ಮಾಕೇಜ್‌-1 
7 ಗನಷ್ಣ್‌ ನನ ನನ ಪತ್ತ ಪಾರಣಾ ತ್ಯ ಡಸ: ನರ್ಮಾನ. ತರ್‌ ಫೋರ್‌ ಬೇ 4/2013- | 23.02.2014 | 23.02.2017 | ‘st EOT-23.02.2017 to “RS SRNR GE TT REST ES SE TFN ಪನ್‌ ಕ 
[ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌, ಇಒಟಿ ಕ್ಷೇನ್‌, ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು (ವಾಲ್ತ). |14 31.05.2018. (JV), D.n0.15/01-586-51- 11,5348.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 0.(ಕಿ.ಮೀ 
[ಆಂಕರ್‌ / ಥ್ರಸ್ಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌. ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ. Dated 04- 2nd EoT. 01 06.201 8t 02 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಎನ್ಕಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆಎಗಿ!ಕೆವಿ ವಿದುತ್‌ ಪ್ರಸರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 03-2014 nh ~ UO. 0 Ganesh Naga, Gyani , 
ಅಗತ್ತಮಾದ ಸಿಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ 31.05.2021 ony, Bij ಭ "803 
ರಾಸನಬದ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲ ವತ್ತಿನಹೊಳಿ oolony, Syapur 
ಯೋಜನಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
[ಮಾಡಲಾದ ಬಡಿ ಧಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. - 
[ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -2 | 
ವರ್ಣ ನನ ಪತ್ತ ನಾಕ ತಾಣ ನರ್ಮಾಣ, ಇಂಟಿಳ ಫೋರ್‌ ಡೇ To: | 2302204 | 23022017 | Ist EOT-23.02.2017 to | Ms Megha Engineering re 974.೨5 | ನರಾ ಒನ್ದು ಉದ್ದದ ಕೈಸಂಗ್‌ ಷ್‌ 
ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌, ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು (ವಾಲ್ಸ್‌, [14 K KN 31.03.2018 and Infrastructure Ltd- ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಆಂಕರ್‌ 1 ತ್ರಸ್ಟ್‌ ಭ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ಸೀಲ 03-03- Tn WRCL (IV) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ವನ್ಮಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕಿವಿಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗಕ್ಕಬಾದ [4 2nd EOT-01.04.201810 | 0 stFioor 3rd K 
ಸಿವಿಲ್‌ "ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 2208.ವಿ ಲಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ' ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು 31.05.2021 Main 16th Cross GO 
ಇತರ ಶಾಸನದ್ಭ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ wt rk ext No 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋೀಜನಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಚಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವರಿಗೆ Walaa ೧50೧, ' 
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ - Yatkava 'ಶಗತ0೯5560 
್ಯಾಕೇಜ್‌ 3 
೪ _ Hyderabad 
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_ ಸರಾರು ಆಗಸ್ಟ್‌ 
5 ಎತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾರಂಭ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ [2021ರ KN 
ಸಂ ತಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌) ಮತ್ತು ಇನಾಂ | ಕರಾರಿನಂತೆ: ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ಥರಣೆಯಂತೆ .| ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಮೊತ್ತ | ಅಂತ್ಯದವರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ "ಇತ 
) ದಿನಾಂಕ ಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
3 ಾನಗಾಾಹಾ ಪಸರ: ಸಮ್‌ ತನವ ನನ್ನನ ಪತ್ತ ತೃನರ್ಷನ್‌ ನಾಡರ್‌ -2 ಅಡ್ಜಲಾಗಿ A TOIT | Ast EOT- 23.02.2017 to | Mis GVPR Engineers | 903.83 ಧಾ ಕನರ್‌ನಟ್ಟ ಸಾಮ ನನ್ನೆ ಸರಾ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಟ್ರಿಬ್ಬುಟರಿ-!, ವಿಯರ್‌-6 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರೆಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ ಎಯರ್‌-? ಅಡ್ಣೆಲಾಗಿ 2/2013-14 | ಇ 31.08.2018 Ltd-HCC Lid. (3) [ಮಗಾರಿಯು 'ಮೂರ್ಣಗೊ೦ಡಿರುತದೆ. ಒಟು 
'ಹೊಂಗಡ ಹಳ್ಳ ಇಂಟೇಕ್‌ ಘೋರ್‌ ಬೇ, ಜಾಕ್‌ ವೆಲ್‌ ಕಂ ಪಂಖ್‌ ಹೌಸ್‌ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ . ಡಿಸಿ-5. 3 03- 2d EOT- 01.09.2018 to 46.-2.299821, Plot No. \ ಡೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ ಉದ್ದೆ 371878. ಇದ್ದು. 
ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌. ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು. ಅಂಕಲ್‌ | ತಸ yg 739-A, Road No. 37 ದರಲ್ಲಿ 34.00ಕ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ 
ಬ್ಲಾರ್‌ಗಳು. ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 31.05.2021 ವ ರ, ಗವಿಯ ಬಗತಿಯಲ್ಲಿರುತದೆ. Ks 
ರಾಣ 66 ಕೆವಿಗಕವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸ'ರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗಕ್ಕವಾದ ಸಿವಿಲ್‌ Jubilee Hills, Hyderabad- ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ 500033 
ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ರ್ನ ಕೀ 
ಅಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಯಶ ಸ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 
ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ.ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-4 
7 ನರಗ ಕಾಡ್‌ ಸವಣ್ನೆ ತನವ. ನ ಮತ್ತ ಶೈನರ್ಷ್‌ನ್‌ ನಂ 220A | 2802207 | 1st EOT-2302201710 | MSIVRCL Limited. Ts os 7ನ ನತ್ನರ ಕ್‌ ಪಾರ್‌ ನ್‌ 
ಲಿ ವರ ಕಾಡುಮನೆ ಹೊಳ ನಿಯರ್‌ ಅಡ 5 31.03.2018 MEL Ltd. (V) 25.088.ಮೀ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದುಳಿ 
೧ಳೆ-2 ಇಂಟೇಕ್‌ ಳಿ: € , ಜೌ ಲ್‌ ಕಂ ಪಂಪ 9; 4 , ಡಿಸಿ-5, ಇಒಟಿ 'ate4 Mods p 
ಕನ್‌... ಎಂಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು. ಅಂಕರ್‌ ಲು. 04-03-2014 2nd EOT- 01.04.2010 | #10. tstFoor. 3rd ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಜ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತಣಿಖೆ, ವಿಣ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 66 34.05.2021 Main, 16th Cross, GD 
ಥವಿ/6.68ವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸ'ರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಬಾದ "ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು - Park extension, 
ಒಳೆಗೊಂಡಂತೆ ಸೇಕುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಐತರ Vyalikaval,Bangalore560 
ಸನದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಬರ್ನ 8: ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ 003 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು Hyderabad 
ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌-5 
ಇ ವತನ ಹರದನ ನೀಲಿನ ಹಾಾS77ರ 7 ಕವವದ್ದುತ್‌ 77/io7As | 06.03.2018 | 05.09.2018 |} 1st EOT-06.09.201810 Mis.GVPREL ST ee ಕಾರಸರದಾ ವಹಾತಪಾರ್ಣಗನಂಡರುತ್ತದೆ: 
id Did:06/03/201 05.03.2019 #8-2-293/82/A, Plot No. 
8 2nd EOT-08.03.201910 | 739-A. Road No. 37, 
05.09.2019 Jubilee Hills, Hyderabad- 
3rd EOT-06.09.2019 to 500033 
ಧನಾ ಇನಹಾವ ನನನ ಹನಿ 20 ಇನ] ಕ ಇನನಡ್ಯತ್‌'ಸದ್‌ Fo ಧ್ಯ 31-08-2020 T- . 
ಪ್‌ ನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೌ ರ “1 10.07.2017 | 09.03.2018 1st EOT-10.03.2018 to Ms. KEC intemational 132.62 10451 |ಕಾವಾಗಾರಿಯ ಬಹುತೇಕ ಪೊರ್ಣಗೊರಡಿರಾತ್ತದೆ: 
We - 10.07.2017 - 30.11.2018 Limited > 
2nd EOT-01.42.2018 10 | 37/7, Namdev Garmel 
31.05.2019 Ground Floor, Aga 
abbas Ali Road, Off 
Halasur 
- Raod,Bangalore580042 
ನನನ್‌ ಹಾವಕಹು ಸರಾ ನರನ ತೃನ ನರರ 150 ಮಂ ಮತ್ತು 2904 ರಂದ [56/1716 THE EI ECT HOSTS Ms. Shankarenarayena | 12651 | 8507 |S ನಾವಾಷೆಡ ಒಪ್ಪು ಇಾದ್ಧ 268 ಪಾ 
31.00 ಕಿಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, de20.12.17 19-06-2020 Constructions Private ಇದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ 0.೨708.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರ್‌ ಅಕ್ಸಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ -ಮ್ಯಾಕೇಜ್‌-1 . Supplementary 2nd. £OT.20-05.2020 to Limited ಉಳಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
a8 ¥ 4th floor, # 7 Residency » K 
56:1/18-19 184820 for Road (old no. 9) Raja 
520.1228 Ram Mohan Roy Road 


] Rod NSS ಕರಾರು NN 
¢ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು |. ಗುತ್ತಿಗೆ 2021ರ" | 
ತ್ರ K) Kk > EM ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
x ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌) ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | ಕರಾರಿನಂತೆ | ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಮೊತ್ತ | ಅಂತ್ಯದವರೆ ಪ್ರೆಗ 
ದಿನಾಂಕ ' ಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ನಾ ಮಾವ್‌ಹ ಸನಾ ನರರ ರ SORT SS [57 02M | 07002000 | 1stE0T 080520000 [Ms. Shenlaranarayane | 35435 | ass SSNS RE ರವಾ 
5.44 ರಿಂದ 6.68 ಅಕ್ಸಾಡಕ್ಟ್‌ ಕಿಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ. ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ 6೬08.03.19 30.06.2021(Sent for approval) Constructions Private : ಇದರಲ್ಲಿ 0520ಕ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 
ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1ಎ- Limited ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
: : 4th floor, #7 Residency 
Road {od no. 9) Raja 
Ram Mohan Roy Road 
Bangalore 560025 
\ 
ಎತತ ಹಸವನೆಯ'ಗುಡುತ್ತಾ ಕಾಮವ ಚೈ ರಂದ 0 ಮಕವಿಕೆಗೌ ಹಣ್ಣು ಗತ [507 02012018 | 01.07.2018 [1st EOT-02:07-2018 to Mis Amrutha 73 5936 |ಗರುತ್ಸಾ ಕಾುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಇದ್ದೆ ಮಾ 
ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಥ್‌ ಅಕ್ಟಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ- dc:02.01.18 31-03-2021 Constructions Put Ltd ಇದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ 2.48ಕಿ.ಮೀ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -2 % 0 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
J |[ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 0.57ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು. 21 
[ಹಿಯರ್‌ ಗಳ ಪೈಕಿ 15 ಪಿಯರ್‌ ಗಳ ತಳಪಾಯವು 
p 'ಪೂರ್ಣಗೊಂದಡಿರುತ್ತದೆ. 

1 ಎಕ್ತನೆಹೊಳ ಯೋಜನೆಯ 'ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ ರಂದ 2400 ಮಾ ರವರೆಗ'ಮಣ್ಣು 55/17-18 EEE 19.06.2020 | 2nd E0T-2006.2020 to. SHG Shankar 3284 254.81 ನರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಇಾದ್ದ ಕಮ ಇನ್ಸ್‌ 
ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಸಾಡಕ್ಟ್‌ dE20.12.17 19.08.2021(Sent for approval) Ganesh Nagar, Station "ಇದರಲ್ಲಿ 4.40ಕಿ.ಮೀ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಕಾಕೇಜ"-3 7 road Bijapur ಹೂರ್ಣಗೊಂದಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು 

(4 ಉದ್ದ 03.518.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 3.00ಕಿ.ಮೀ 
M k ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
77 ನನ ಹನನನಡ್‌ ಸಹಾರ ಚೈ ರರ 3 ರಾ SR TTA IN MT INS RETIN DY Uppar and sons | 45536 ರಾ ನರುತ್ತಾ ಕಾರುವ ಒಟ್ಟ ಸುದ್ದ 74508. ಮ್‌ 
ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಟ್‌ 18 01.07 2021 # 1486-1, 5th Cross, ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ೬.96ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿರುತ್ತದೆ, 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-4 . de02-01.18 Ra RMV Extension, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
Sadashivanagar,Bangal 
: 0re560080 4 
ನಳ ಚನನಯ ಗುಡತ್ತಾ ಕಾಮನೆ ತ್ಯ5 ರಂದ 507 3ರಾರವಕಗ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ. [50/716 22.03.2018 | 21.09.2020 | 2nd EOT-22.09.2020 to Sarale Viscon WV 8618 | 8651 [ರಕ್ತಾ ಕಾವಯ ಬಷ್ಣಾ ತಾಡ್ಮ 177ರ 
ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ. ಟ್ರಫ್‌ ಅಳ್ಣಾಡಕ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ- de22.03.18 21.06. 2021(Sent for approval) 6-3-1186/5/A, 3rd Floor, ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 0.6ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-5 ಸ Hid Amogh Plaza, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಬೆರಿ 
p Begumpet, Hyderabad ; [ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 0.738.ಮೀ ಉದ್ದಡ ಟನಲ್‌ 
ಎತ್ತನಹಾಳ ಯೋಜಕೆಯ ಸರ್ಗ್‌ ಕಾಲನ ಚೈ ರಿಂದ ಸ ವಾಗ ವಾಣ್ಣ opi7-18 22.03.2018 | 21.03.2020 1st EOT-22.03.2020 to Ms. Amrutha 214.63 93.02 |ಗುರುತ್ಸಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 7375 
ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಸಾಡಕ್ಸ್‌ ೩೬:22.03.18 21.03.2021 Construction Put. Lid ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2.338.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಖ್ಯಾಕ್ರೇಜ್‌-6 f No. 384A, Sindhura ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
Apartment, RMV -ll ಮೇಲ್ಗಾಲುಜಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 1.688.ಮೀ ಇದ್ದು, 
stage, 0.೨8.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
Block.Bangalore560094 

5 ಎಷ" ದಾಣನೆಯ ಸರತ್ನಾ ಕಲವ ಫೈ 05 ರಂದ 00ರ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣ 5/718 TOME | 2082000 | ECT AOS [Me Srankaranarayond | 35243 | 356 SER SSS TIES 
ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಟಾಡಕ್ಟ್‌ du22.03.18 21.03.2021 Constructions Private ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 6.5ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
[ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌ -7 i [ನ Limited ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗೆತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ 

k 4th foor, # 7 Residency ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಲ್ಲಿ ಟನಲ್‌ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಲಾಲುವ 
T Road {old no. 9) Raja ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
Ram Mohan Roy Road 
Bangalore 560025 
4 
4, 


Ree Py ಕರಾರು ಆಗಸ್ಟ್‌ ™] 
ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 2021ರ 
ಠ _ : ಈ ” ರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಆಂತ 
3 ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌) ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | ಕರಾರಿನಂತೆ | ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಅಂತ್ಯದವರ | ಕೌಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ «5 
ದಿನಾಂಕ ' ಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
15 [ನತನತ ಹಾಂನಡ 'ಗರಡ್ತಾ ನವೆ ಪ್ಯು ರಾರ 9ರ ರ ಕ ವ್ಯ 177715 22.03.2018 | 27.08.2020 | AstEOT-2208.2000 © | Mis Reddy Vecranina 334 ಸರಕಾ ನಾವನಹಾ ನ್ಟ ಬಕ್ಮ ನನ್‌ 
ಅಗೆತ. ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಸಾಡಕ್ಟ್‌ ರೆಜ22.03.18 21.03.2021 (Sent for Constructions Private ಇದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ 0.90ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-8 approval) Limited + 
Classic Coat, Second 
Floor 9/1, Richmond 
Road Bangalore 560025 
77 [ಎತ್ತಿನ ಹಳ ಯೋಜನಯ 'ಗಾಡತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ಪೈಸ ರಂ TSS ope 22.03.2018 | 21.03.2020 | {stEOT-22.03.2020t0 | Mis G. Shankar-VRCL 135.09 |ನರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆಯ ನ್ಬಾ ನಡ್ಡಾ ಮ 
--|ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಫೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಸ್‌ du22.03.18 21.03.2021 (IV), D.no.15/01-586-51- ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 8.208.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದಿ. 
,|ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಸಾಕೀಜ್‌ -9 ನ 02 ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 
4 Ganesh Nagar, Gyan ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಕಾಮಗ್ಗಾರಿಯು ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
colony, Bijapur586103 
ಇ ಎತನಹೊಳ ಹೋಜನೆಯ ಗಾರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ ರಂದ 10.0 8ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು 76718 22033018 | 21.03.2020 1st EOT-22.03.2019 fo Ms, Shankaranarayana 76.47 [ಜಾರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟುವುದ್ದ 7ನ 
ಅಗೆತ. ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದಿ, "ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಟ್‌ 6೬22.03.18 21.12.2019 Constructions Private ಇದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌-10' Limited 
4th floor; #7 Residency } 
Total 4994.39 


